ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತು 


ಜುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 149 (15೦) 
ದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಘೋಷೌೇಗ್‌ಡ ತಿಕ್ಷಕರ್ಲೇತ) 
ಉತ್ತರಿಸೆಪೇಕಾದ' ದನಾಂಕ 14-12-2021 


ಉತ್ತಕಸುವಸಜವಹ 


: ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಆತ; ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೊ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚವರು 


(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

(ಈ) ಕದ ಮೂರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ] ಚಕ್ಕಮಗಳೂರು `ನಗರಸಘಗ ಇತರ ಮಾಡ ವರ್ಷಗಳ್ಪ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭೆ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ / ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನುದಾನದಡಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಅನುಬಂಧ-೦1 ರಂತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲವೆ; ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ |? 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ: ೦೦18-19 ಮತ್ತು 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲ 2೦1೨-2೦ನೇ ಸಾಲನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಷಮುಗಳೂರು ನಗರಸಭೆಯ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲಾಗುವುದು; ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ವ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಅನುಬಂಧ-೦೭ ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ 58 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಪ 56 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು cider 
1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ನರಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರೆಯಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಜನವರಿ 2೦೭೦ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲಾಗುವುದು. 
2) 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ : (202೦-೨21) 
2೦೭೦-21ನೇ ಸಾಅನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 
ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಅನುಐಂಧ-೦3 ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


2೦೭೦-21ನೇ ಸಾಅನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 
ಅನುದಾನದಲ್ತ ಕೈಗೊಂಡ 24 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಲ 13 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲವೆ, 2 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಕ 
ಉಳದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ 2೦೭೭ರ ಒಳಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲಾಗುವುದು. 


3) ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆ: (೭೦15-16 ರಿಂದ 2೦೦1- -22) ಕೇಂದ್ರ 
ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ನಗರಸೆೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನಾ 'ಅವಧಿಯಲ್ಲ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-೦4 
ರಲ್ಪ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಕಾಂದ್ರ  ಪಕಸ್ತತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ `ನಣರಸೆಭೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ೨ ಕಾಮಗಾರಿಗಕ್ಲ 7 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ೭2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಶೇ.೨೦ರಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲಾಗುವುದು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 
ಮಂಡಳ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 2 ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲ 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ್ದು. ಜನವರಿ 2೦೭೭ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


4) ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಸೃತ ಸ್ಥಜ್ಞ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಐ.ಇ.ಸಿ ಮತ್ತು 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-೮ ರಲ್ಲ 
ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 

5) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಅಟ)-3ನೇ 
ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-೦6ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಆ) 


ಈ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳಆಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಅದರಲ್ಲಿ 
ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊರು ನನರಸಚಿಗ ಕಕೆದ್‌ ಮೊರು ವರ್ಷಗಳ 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನುದಾನದಡಿ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ, ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ 


ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-೦7 ರಲ್ತ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 
ಅನುದಾನದಡಿ ಮತ್ತು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 
ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಕೆ. ಮೆಂಜೂರಾದ 7 ಜಡುಗಡೆಯಾದೆ' 

ಆ ಯೋಜನೆ ಸಾಲು 

ಸಂ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
14ನೇ 2೦18-9 | 78ತ45 | 783.45 

; ಹಣಕಾಸು 
| ಆಯೋಗದ 2೦1೨-2೦ | 583.61 583.61 
ಅನುದಾನ 
15ನೇ 

2 2೦2೦-21 | 785.0೦ 78ರ.೦೦ 
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Es 


ಅಮೃತ್‌ ಘ್‌ 16 

3 | ಯೋಜನೆ 1932.00 | 1489.00 + 
2೦21- ಸಸ 

ps ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂ ೦ತಿಕೆ ಸೇಕ 


ಪ್ರಜ್ಞ ಭಾರತ ns ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಸಭೆಗೆ 
ಐ.ಇ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಗೆ ರೂ.10.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ 
ರೂ.28೦.43ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಅಟ)- 
3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ 
ರೂ.35೦೦.೦೦ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ರೂ.1954. 47ಲಕ್ಷಗಳು ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 4೨1 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2೦51 
A RE 74 


ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು Hod ಹಾಗೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರು 


